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COMUNE DI AMATRICE 



Provincia di Rieti 


VERB ALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 


N 2 de liber a 


OGGETTO: Lavori di completamento del recupero del complesso di 
San Francesco da destinare a struttura ricettiva pubblica a basso 
costo: approvazione perizia di variante e suppletiva n° 1. 


Data 03-01-2014 


L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di gennaio alle ore 16:30, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 


PIROZZI SERGIO 

SINDACO 

P 

MONTEFORTE PIERGIUSEPPE 

ASSESSORE 

P 

CARLONI GIANLUCA 

ASSESSORE 

P 

PAGANELLI GIAMBATTISTA 

ASSESSORE 

A 

PALOMBINI FILIPPO 

ASSESSORE 

A 


Partecipa alia seduta il Segretario D.SSA MARIA LAURA LEONCINI 

II Presidente Sig. SERGIO PIROZZI 
in qualita di SINDACO 


1 


Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alia trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 


PREMESSO CHE 

• questo Comune e beneficiario nell’ambito del P.T.M. Lazio di un finanziamento per l’intervento 
denominato “Lavori di realizzazione di un campeggio comunale in localitd S. Benedetto” ai sensi 
della legge 64/86”; 

• per Fattuazione del Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.) di cui alia legge n. 64/89 tra il Comune 
di Amatrice e la Regione Lazio e stata sottoscritta apposita convenzione di repertorio 3272 in data 
03.11.1993, per la realizzazione dell’intervento denominato “ Lavori di realizzazione di un 
campeggio attrezzato comunale e campi sportivi polifunzionali con annessi edifici spogliatoi e 
servizi in localitd S. Benedetto Lago Scandarello 

• con delibera di G.C. n. 312 del 03.03.2006 il Comune di Amatrice ha richiesto alia Regione Lazio 
di rimodulare il finanziamento concesso, di cui al punto che precede, finalizzandolo al 
completamento del recupero del Monastero di S. Francesco e suo riuso a struttura ricettiva tipo 
Ostello; 

• la Regione Lazio, Dipartimento Econo mico ed Occupazionale, Area D3/3T/01, “turismo”, con 
nota di prot. 50105D33T/01 del 02.04.2008 ha accolto a condizione la richiesta di devoluzione del 
finanziamento, gia concesso ai sensi della legge 64/86 per “ Lavori realizzazione Campeggio 
comunale in localitd S. Benedetto ”, a favore del recupero del complesso di S. Francesco da adibire 
a “ struttura ricettiva pubblica a basso costo ” per una spesa totale di € 1 . 698 . 110 , 28 ; 

• si e reso necessario rimodulare il progetto esecutivo gia in possesso dell’Ente, sia a livello 
economico (fino alia concorrenza con le somme attualmente a disposizione), che a livello tecnico, 
adeguandolo alle nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica (Amatrice attualmente 
risulta classificata in I A categoria), che alia tariffa dei prezzi per la Regione Lazio (prezziario 
2007) nonche alia normativa sui contratti e lavori pubblici; 

• in ragione delFincarico di cui alia convenzione di rep. 1374 del 28.08.2001 conferito 
all’Associazione Temporanea Ing. Luigi Bucci (Capogruppo), Ing. Eugenio Gigli ed Arch. 
Gioacchino Ciancaglioni per la stesura di un progetto esecutivo di restauro dell’intero complesso 
monastico, in data 24 giugno 2008 veniva confermato ed esteso l’incarico professionale di 
rimodulazione del progetto esecutivo “ Consolidamento statico e recupero funzionale di parte 
degli edifici del complesso di S. Francesco da adibire ad ostello della gioventu - 11° stralcio ” sia 
a livello economico che tecnico, fino alia concorrenza di € 1.698.110,28= all’ ATP Ing. Bucci 
Luigi (Capogruppo) Ing. Gigli Eugenio ed Arch. Gioacchino Ciancaglioni, mediante scrittura 
privata sottoscritta dal RUP, Ing. Romeo Amici, e dal Capogruppo Ing. Bucci Luigi; 

• sulla scorta del progetto presentato in data 15.11.2008 ed assunto al prot. di questo Elite con il n. 
12676/08, approvato con delibera di giunta comunale n. 198 del 28.11.2008, si dava seguito 
all’iter per acquisizione dei prescritti pareri al fine di ottenere la piena cantierabilita dell’opera 
acquisendo i pareri dagli Enti di seguito elencati: 

- Sovrintendenza ai Beni e le Attivita Culturali del Lazio, acquisito parere con prescrizioni in data 
13 luglio 2009 prot. 0011001; 
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- Regione Lazio Area Genio Civile di Rieti in data 2 1 luglio 2009, acquisita autorizzazione Posiz 
010097; 

- Azienda unita Sanitaria Locale Rieti, acquisito nulla osta in data 09.1 12009 prot. 26623. 

- Vigili del Fuoco di Rieti, stante il carattere monumentale dell’ immobile e le difficolta di 
adeguare lo stesso alle prescrizioni della normativa di prevenzione incendi si e convenuto di 
ridurre il numero di posti letto (inferiore a 25 posti letto non necessario C.P.I); 


in data 31 maggio 2010 l’A.T.P. Ingg. Bucci/Gigli rimetteva il progetto esecutivo assunto con 
prot. 5542 ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 05.06.2010, rielaborato sulla 
scorta dei sopracitati pareri; 


in sede di rilascio del parere di congraita da parte della Regione Lazio Settore Decentrato di Rieti 
e stato richiesto di scorporare gli oneri della sicurezza in diretti e indiretti (cosi come previsto 
dalla vigente normativa D.Lg.vo 81/2009) e pertanto si e venuto a rideterminare il seguente 
quadro tecnico economico, dal quale risulta una spesa complessiva di € 1 . 698 . 110 , 00 = cosi come 
di seguito dettagliata: 


A) LAVORI A BASE D 'APR ALTO 

A.1 Lavori edili soggetti a ribasso 

A. 2 Oneri per la sicurezza diretti non sogg.ti a ribasso 
A. 3 Oneri per la sicurezza indiretti non sogg.ti a ribasso 

TOTALE A1 +A2 


€ 1 140 233,36 
€ 44 178,57 
€ 60 589,25 

€ 1 245 001,18 € 1 245 001,18 


B1 SOMME A DISPOSIZIONE : 

B.1 - Imprevisti 

B.2 - Art. 92 D.Lgs. 163/2006 

B.3 - Spese progettazione compreso CINPAIA 
B.4 - Spese direzione dei lavori compreso CINPAIA 
B.5 - Spese per Indagini e prove 

B.6 - Spese collaudo statico e amministrativo compreso CINPAIA 
B.7 - Spese supporto Rup 

B.8 - Coordinatore 494 esecuzione compreso CINPAIA 
B.9 - Acquisizione di pareri ecc 
B.IO - Allacciamenti a pubblici servizi 
B.1 1 - Spese di pubblicita e contributo AVVpp 
B.1 2 - IVA sui lavori ed imprevisti 10% 

B.1 3- IVA sulle spese tecniche ed indagini 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE : 


€ 48 073,33 
€ 6 225,00 
€ 66 300,00 
€ 81 983,37 
€ 31 000,00 
€ 9 500,00 
€ 1 500,00 
€ 18 052,50 
€ 2 000,00 
€ 12 000,00 
€ 5 500,00 
€ 129 307,45 
€ 41 667,17 

€ 453 108,82 


€ 453 108,82 


TOTALE GENERALE (A + B) : € 1 698 1 10,00 


con Determ inazi one n. A/8073 del 03/08/2011 il Dipartimento Istituzionale e Territorio, Dir.ne 
Reg. Turismo della Regione Lazio, ha approvato lo schema di atto di impegno , e il 
cronopro gramma per l’attuazione dell’intervento come di seguito riportato: 

Entro quattro mesi, dalla data di notifica dell’atto regionale di presa d’atto del progetto 
“esecutivo”, dovra pervenire il verbale di gara per l’aggiudicazione dei lavori e Eatto formale 
di nomina del collaudatore dei lavori; 

- Entro due mesi, dalla data del verbale di gara per l’aggiudicazione dei lavori, dovra awenire 
la formale consegna dei lavori; 

Come da cronoprogramma di progetto, entro il termine massimo di 365 giorni (naturali, 
consecutivi e continui) decorrenti dalla data di consegna lavori, gli stessi dovranno risultare 
ultimati; 

Entro sei mesi decorrenti dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, gli stessi dovranno 
risultare collaudati; 

Entro due mesi dal verbale di collaudo dell’intervento in argomento l’Ente attuatore dovra 
trasmettere la documentazione relativa alio Stato Finale ed alia rendicontazione delle spese 
sostenute per la realizzazione dell’opera; 


Con Delibera di G.C. n° 169 del 10.08.2010 si e provveduto a: 



1 °) 


prendere atto che il progetto esecutivo, redatto e presentato dall’ATP Ing. Luigi Bucci 
(Capograppo) Ing. Eugenio Gigli, per i lavori in parola presenta il seguente quadro 
economico: 

A) LAVORj A BASE D'APPALTO 

A. 1 Lavori edili soggetti a ribasso 

A.. 2 Oneri par la sicurazza dirctti non sogg.ti a ribasso 
A.3 Oneri per la sicurazza indiretti non sogg.ti a ribasso 

TOT ALE A1 +A2 


€ 1 1-40 233,36 
€ -44 1 78, 57 
€ 60 589,25 

C 1 245 OOI ,1 8 € 1 245 001,18 


B) SOMME A PISPOSIZION E : 

B.1 - I mprevisti 

B.2 - Art. 92 D.Lgs. 163/2006 

B.3 - Spasa progettazione compreso CINPAIA 
B.4 - Spasa direzione dei lavori compreso CINPAIA 
B.5 - Spasa per Indagini a prove 

B.6 - Spasa collaudo statico a a m m i n i strati vo compreso CIIMPAIA 
B.7 - Spasa support o Rup 

B.8 - Coordinatore 494 asacuziona compreso CINPAIA 
B.9 - Acguisiziona di parari ecc 


B.IO - Allacciamenti a pubblici servizi 

B.1 1 - Spasa di pubblicita a contribute AVVpp 

B.1 2 - l\/A sui lavori ad imprevisti 10% 

B.1 3 - IV A su lie spase tecniche ed indagini 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE : 


€ 48 073,33 
€ 6 225,00 
€ 66 300,00 
€ 81 983,37 
€ 31 000,00 
€ 9 500,00 
€ 1 500,00 
€ 18 052,50 
€ 2 000,00 
€12 000,00 
€ 5 500,00 
€ 129 307,45 
€ 41 667,1 7 
€ 453 1 08,82 


€ 453 108,82 


2°) - prendere atto del contenuto della determinazione n. A/8073 del 3/08/2011 del Dipartimento 
Istituzionale e Territorio Direz.ne Reg.le Turismo della Regione Lazio (come sopra illustrata); 

3°) - appro vare lo schema di atto di impegno e di autorizzarne la sottoscrizione da parte del legale 
rappresentante; 

4°) - rimettere il citato atto all’ufficio tecnico lavori pubblici per la successiva trasmissione 
all’ufficio competente della Regione Lazio; 

5°) - di dare atto che e stata previsto apposito capitolo di bilancio per l’attuazione dell’intervento al 
PEG. 3027/06 del bilancio c.e.; 


• con nota prot. n° 7965/2011 e stato trasmesso alia Regione Lazio l’Atto di impegno sottoscritto 
dal Sindaco, unitamente alia delibera di G.C. n° 169 del 10.08.201 1; 


• con nota prot. n° 447779 del 17.10.2011, assunta al protocollo comunale in data 19.10.2011 al n° 
9362, la “Regione Lazio, Direzione Regionale Turismo, Area Sviluppo dell’Impresa Turistica e 
Utilizzazione del Demanio per Finalitd Turistica”, ha trasmesso la Determinazione n. A8963 del 
14.09.2011 con la quale il medesimo Elite ha proceduto ad assumere L impegno contabile di spesa 
della somma disponibile di €. 849.055,14 sul capitolo n. T 94600 ai fini della liquidazione del 
50% del finanziamento concesso al Comune di Amatrice per la realizzazione delle opere in 
argomento; 

• con decreto Sindacale n° 05/2011 del 28.10.2011 si e proweduto a nominare il Geom. Danilo 
Salvetta, dipendente di questo Comune con la qualifica di Responsabile del IV Settore “Lavori 
Pubblici - Manutenzione e Patrimonio”, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
dell’opera pubblica denominata: “ Lavori di completamento del recupero del complesso di San 
Francesco da destinare a struttura ricettiva pubblica a basso costo - Lotto “C” -2° Stralcio. ”, 
finanziata dalla Regione Lazio ai sensi della legge 01.03.1986 n° 64 - Programmi Regionali di 
Sviluppo (P.R.S.) di cui alia I e II annualita del Piano Annuale di Attuazione (P.A.A.) del Piano 
Triennale per il Mezzogiorno 1987/1990; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 16.03.2011, esecutiva a tutti gli effetti di 
legge, si e proweduto ad approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013, ai 
sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.; 

• nell’anno 2014 e prevista l’ultimazione dell’intervento per il “Restauro ed il risanamento 
conservative di parte degli edifici del complesso di S. Lrancesco da adibire ad Ostello per la 
Gioventu lotto C - II A Stralcio” importo Progetto: 1.698.110,00”, finanziato dalla Regione Lazio 
con Londi di cui alia legge 1 marzo 1986, n.64 Programmi Regionali di Sviluppo (P.S.R.) Piano 
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Triennale per il Mezzoggiorno 1987/1990 fmanziamento di € 1.698.110,28 D.G.R. n. 939/2007 e 
previsto nel bilancio Comunale al cap. 3027/06 del Bilancio c.e.; 

• con determ inazi one n° VI/6625 del 10.1 1.201 1 si e provveduto a: 

a) attivare apposita procedura a contrarre, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006, al fine di 
stipulare il contratto d’appalto dei lavori per il restauro e risanamento conservative di parte degli 
edifici del complesso di San Francesco da adibire ad ostello della gioventu sito in Amatrice 
Capoluogo, Provincia di Rieti, Regione Lazio; 

b) adottare, quale procedura di affidamento per la selezione dell’operatore economico, la “procedura 
aperta” di cui all’art. 55 del D.Lgs 163/2006, e secondo l’offerta economicamente piu 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri e 
dei sub-criteri riportati al punto 9 e seguenti del disciplinare di gara e con i seguenti sub-punteggi 
massimi: offerta tecnica 70 punti; offerta economica 30 punti; 

c) stabilire, in conformita dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che: 

> Il fine perseguito dal contratto e quello del recupero del complesso monastico di San 
Francesco in Amatrice, a conferma di una precisa volonta di voler operare in modo attivo per 
valorizzare il territorio comunale e salvaguardare il proprio patrimonio artistico e 
monumentale; 

> il contratto verra stipulato in forma scritta, quale atto pubblico; 

> le clausole essenziali del contratto sono le seguenti: 

a) durata del contratto: giorni 365; 

b) importo a base d’asta: € 1 . 245 . 001,18 ( euro un milione 

duecentoquarantacinquemilauno e diciotto centesimi); 

d) approvare lo schema di bando di gara; 

e) approvare il disciplinare di gara; 

f) dare atto che l’intervento e finanziato dalla Regione Lazio con i fondi di cui alia legge 1 marzo 
1986, n.64 Programmi Regionali di Sviluppo (P.S.R.) Piano Triennale per il Mezzoggiorno 
1987/1990 fmanziamento di € 1.698.110,28 D.G.R. n. 939/2007 impegnati sul Cap. 3027/06 in 
C/RR 2008 del bilancio c.e.; 

• Con determ inazi one n° IV/651 1 del 03.02.2012 si e provveduto a: 

1. aggiudicare in maniera definitiva l’appalto dei lavori di restauro e risanamento conservative di 
parte degli edifici del complesso di San Francesco da adibire ad ostello della gioventu sito in 
Amatrice Capoluogo alia Ditta “ Cricchi Costruzioni S.rd. ”, con sede in Borgo Velino (RI), Via 
Salaria Km 94,900; 

2. determinare che l’offerta, economicamente piu vantaggiosa, formulata e presentata dalla Ditta 
aggiudicataria, si estrinseca nel modo di seguito indicato: 

a) OFFERTA TECNICA: opere di miglioramento (aggiuntive e/o integrative) sul progetto 
esecutivo posto a base di gara per un importo di €. 120 . 067,19 ( euro centoventimila 
sessantcisette/1 9); 

b) OFFERTA ECONOMICA: ribasso percentuale del 19 , 73 % ( diciannove virgola 
settemtatre per cento ) da applicare all’importo posto a base d’asta; 

c) Importo contrattuale: €. 1 . 020 . 033,14 ( euro un milione ventimilatrentatre/1 4), al netto del 
ribasso d’asta del 19,73%; 

• A seguito della determinazione di cui al punto che precede si e provveduto a rideterminare il 
Quadro tecnico Economico con l’applicazione del ribasso d’asta (vedi ALLEGATO); 

• Il verbale di accertamento del permanere delle condizioni di immediata esecuzione dei lavori e 
stato redatto in data 12.03.2012, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010 N° 207; 
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• II contratto d’appalto e stato stipulate) con la Ditta “ Cricchi Costruzioni s.r.l. ” in data 12.03.2012 
con Rep. N° 2104 e registrato a Rieti in data 29.03.2012 al n° 136, Serie I; 

• Con determ inazi one n° IV/6510 del 30.01.2012 e stato affidato Pincarico di direzione lavori e di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione inerente l’opera pubblica denominata “ restauro 
e risanamento conservative di parte degli edifici del complesso di S. Francesco da adibire ad 
Ostello per la Gioventu - lotto C - IF Stralcio” all’Associazione Temporanea di Professionisti, gia 
progettisti, costituita da: Ing. Luigi Bucci (capogruppo), Ing. Eugenio Gigli ed Arch. Sara 
Mazzolena; 

• II verbale di consegna dei lavori e stato redatto in data 12.03.2012 dal quale si evince che il 
termine per dare ultimati i lavori viene fissato alia data del 06.01.2013; 

• Si e data comunicazione dell’inizio dei lavori ai seguenti Enti e con le note a margine riportate: 

1) Soprintendenza per i BB.AA.PP. del Lazio: prot. Int. N° 32 del 06.04.2012; 

2) Genio Civile di Rieti: Prot. Gen. 3696 del 07.05.2012; 

• Con nota prot. N° 2939 del 06.04.2012 si e provveduto ad effettuare la notifica preliminare ai 
sensi dell’art. 99 del D.Lgs 09.04.2008 n° 81 e ss.mm.ii.; 

• II Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Luigi Bucci, con nota assunta al 
protocollo comunale in data 06.04.2012 al n° 2933, ha trasmesso i seguenti atti: 

a) Verbale di validazione del POS delPimpresa appaltatrice; 

b) 1° verbale di riunione e coordinamento; 

• Con Determinazione n° IV/6554 del 30.05.2012 si e provveduto a: 

a) approvare lo Stato Avanzamento Lavori n° 1, eseguiti a tutto il 24.05.2012, rimesso dalla 
Direzione Lavori, dell’importo di €.214.081,66, al netto del ribasso d’asta del 19,73% e 
comprensivi degli oneri per la sicurezza; 

b) liquidare il Certificato n° 1, per il pagamento della prima rata di acconto di €. 213.000,00, 
oltre I.V.A.; 

c) liquidare alia Ditta “ Cricchi Costruzioni S.rd. ”, con sede in Borgo Velino (RI), Via Salaria 
Km 94,900 la Lattura n° 39/12 del 25.05.2012, dell’importo di €. 213.000,00, oltre I.V.A. al 
10% e quindi dell’importo complessivo di €. 234.300,00; 

• Con Determinazione n° IV/6602 del 14.09.2012 si e provveduto a: 

a) approvare lo Stato Avanzamento Lavori n° 2, eseguiti a tutto il 10.08.2012, rimesso dalla 
Direzione Lavori, dell’importo di €.418.315,66, al netto del ribasso d’asta del 19,73% e 
comprensivi degli oneri per la sicurezza; 

b) liquidare il Certificato n° 2, per il pagamento della seconda rata di acconto di €. 203.200,00, 
oltre I.V.A. ; 

c) liquidare alia Ditta “ Cricchi Costruzioni S.rd. ”, con sede in Borgo Velino (RI), Via Salaria 
Km 94,900 la Lattura n° 54/12 del 23.08.2012, dell’importo di €. 203.200,00, oltre I.V.A. al 
10% e quindi dell’importo complessivo di €. 223.520,00; 

• Con Determinazione n° IV/6634 del 3 1 . 1 0.20 1 3 si e provveduto a: 

a) approvare lo Stato Avanzamento Lavori n° 3, eseguiti a tutto il 25.10.2013, rimesso dalla 
Direzione Lavori con nota assunta al protocollo comunale in data 29.10.2013 al n° 9446, 
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delFimporto di €. 569.785,63, al netto del ribasso d’asta del 19,73% e comprensivi degli oneri 
per la sicurezza; 

b) liquidare il Certificate) n° 3, per il pagamento della terza rata di acconto di €. 150.737,00, oltre 
I.V.A.; 

c) liquidare alia Ditta “ Cricchi Costruzioni S.r.l. ”, con sede in Borgo Velino (RI), Via Salaria 
Kin 94,900 la Fattura n° 86/13 del 30.10.2013 dell’importo di €. 150.737,00, oltre I.V.A. al 
10% e quindi dell’importo complessivo di €. 165.810,70; 

d) imputare la spesa di €. 165.810,70 sul Capitolo 3027/06 in C/RR 2008 del bilancio c.e. (sub- 
impegno 1407.09); 

• Con determ inazi one n° IV/6534 del 19.03.2012, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., e stato affidato il servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo e di Collaudo Statico 
dell’opera pubblica in argomento, all’Ing. Aldo Pio Apollo, iscritto all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Foggia con il n° 563, Sez. “A”, e con studio professionale sito a Lucera (FG), in Via 
Vecchione n° 7; 

DATO ATTO CHE: 

• In data 02 . 05.2012 e stata effettuata la 1 A visita di collaudo in corso d’ opera, di cui si riporta 
di seguito il contenuto del relativo verbale: ‘‘Alla presenza continua degli intervenuti si e 
proceduto ad una generale ricognizione del cantiere dove sono in fase avanzate le opere di 
demolizione, ponendo particolare attenzione alia ispezione delle murature cosi come si 
presentano alia vista. Le condizioni statiche delle murature ad oggi evidenziate sono risultate 
alquanto precarie, e richiedono prioritariamente il risanamento delle parti a vista degradate 
per poi successivamente approfondire gli interventi fondali. In particolare il Collaudatore 
raccomanda di evitare i tagli di muratura raggiungendo un effwace consolidamento con le 
tecniche similari del placcaggio. Inoltre, con riguardo al vano ove e previsto I’ingresso 
dell’ostello, la Direzione lavori ha evidenziato ai presenti che, a causa di n° 2 muri in angolo, 
fondati a quota superficial, il relativo scavo per raggiungere la quota di calpestio deve 
essere opportunamente tutelato per quanto riguarda la sicurezza degli operai. A tal proposito, 
in loco si e individuata la migliore soluzione (sia con riguardo alia sicurezza, sia con 
riguardo ad una maggiore stabilitci dei due muri interessati) consistente nella realizzazione di 
una paratia leggera perimetrale sub-inclinata armata con profili metallici. Si da atto che tale 
partita rappresenta un imprevisto che e stato portato alia luce dalle indagini. Per i fini 
amministrativi la suddetta partita e da considerarsi imprevista ed imprevedibile al momento 
della redazione del progetto ed al momento della consegna dei lavori, e pertanto la partita in 
argomento sard oggetto di idoneo ordine di servizio successivamente recepibile in una perizia 
di variante 

• In data 22 . 05.2012 e stata effettuata la 2 A visita di collaudo in corso d’ opera, di cui si riporta 
di seguito il contenuto del relativo verbale: ‘‘Alla presenza continua degli intervenuti si e 
proceduto alia attenta visione dei locali e quindi delle strutture del piano seminterrato (lato 
sud) ove non si era potuto accedere in sede di prima visita di collaudo in quanto per gran 
parte attombate ed interrate, oltre a superiori macerie e rifiuti accumulatisi nel tempo. Si da 
atto che si e voluto eseguire questa seconda visita di collaudo a breve termine dalla prima in 
quanto si ritiene di fondamentale importanza ispezionare e valutare le condizioni statiche 
delle strutture al piano seminterrato, lato sud, cid in quanto, in considerazione della mole 
dello scavo, non si poteva procedere in sede progettuale alia ispezione che invece oggi e stata 
possibile. L’ispezione ha fatto emergere lo stato di degrado delle strutture portanti, che, 
proprio perche allocate al piano seminterrato, richiedono di essere riconsolidate prima delle 
volte di copertura previste a progetto per il consolidamento del piano terra. Quanto sopra 



riferito, ad oggi e chiara e definita Vunitd strutturale su cui si deve intervenire ai sensi delle 
N.T.C. - 2008, ragion per cui il sottoscritto Collaudatore Statico dispone che i consolidamenti 
alle volte di copertura del seminterrato vengano eseguite solo dopo I’avvenuto 
consolidamento delle strutture murarie dello stesso piano seminterrato, lato sud deU’edificio. 
Si dci atto che quanto sopra evidenziato rappresenta un imprevisto che e stato portato alia 
luce dalle indagini. Per i fini amministrativi gli interventi di consolidamento che si intendono 
estendere anche al piano seminterrato, lato sud, sono da considerarsi imprevisti ed 
imprevedibili al momento della redazione del progetto ed al momento della consegna dei 
lavori, e pertanto gli stessi saranno anch ’essi, al pari di quelli evidenziati in sede di prima 
visita di collaudo, successivamente recepibili in una perizia di variante. 

CONSIDERATO CHE, per come attestato dal Collaudatore, e emersa la necessita della redazione 
di una prima perizia di variante e suppletiva, atteso il verificarsi di situazioni non previste e 
imprevedibili tali da determinare variazioni agli accordi contrattuali; 

VISTA la perizia di variante e suppletiva n° 1 redatta dalla D.LL. ed assunta al protocollo comunale 
in data 12.12.2013 al n° 10657, la quale si compone, sostanzialmente, di n° 2 sezioni consequenziali, 
e cioe a dire: 

• la prima sezione e assorbente delle risultanze delle visite effettuate in corso d’ opera dal 
Collaudatore e contempla un aumento deirimporto contrattuale contenuto entro il 5%, come 
meglio esplicato nel Quadro Tecnico Economico che segue: 
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Q . E - CON AUHENTO LAVORI ENTRO IL 5 % 


COHOSE DI AKATRICE PROVISCIA DI RIETI RESTAURO E RISAKAKERTO CONSERVATIVQ PASTE KDIFICI 

la PERIZIA DI VAS1AHTE E SUPPLETIVE COKPL. S. FRA1CESC0 DA ADIBIRE A OSTELLO GIOVESTB' 

Cat. 1 A1LESTIH. CAKTIERE - DEKOL . TRASP . -OPERE BOEIPICA-POHTEGGI 



EBRO 

287 618.11 

* 2 COHSOLIDAKESTI E STRUCTURE NUOVE - COPERTORA 




620 416.59 

* 3 IITHIVEin DI FIHITBRA 




204 029.81 

' 4 IKPIAETISTICA 




227 110.07 

* 5 ISTERVERTI SBLLE PERTIHEIZE ESTERSE 




80 609.31 

- 

1HF0RT0 TOTALE AL LORDO (COHPRSE OPERE HIGLIORATIVE EBRO 120 067,11) 


EBRO 1 419 783.89 

- 

IMP0RT0 CUI APPLICARB IL RIBASSO 1 419 783,78-120 067,11-1 299 716,78 




- 

0IERI PER LA SICUREEEA SOB SOGGETTI A RIBASSO: 






PARI ALL'8,415 \ DI EBRO 1 299 716,78 * EBRO 109 371,17 





- 

RIBASSO C0ITRATTUALE DEL 19,73 \ SB (1 299 716,78 - 109 371,17) 

• 

-234 855.19 



- 

0PPERTA MIGLI0RAVA PER EBRO 120 067,11 


-120 067.11 




SGHHASO LE DEDBZI0BI 


-354 922.30 

mo 

-354 922.30 

A) RESTASO BETTI PER LAVORI 



EBRO 1 064 861.59 

B] SOMME A DISPOSIZIOSE DELL' AMMIMISTRAZIORE 





D 

IMPRBVISTI COMPRBSA IVA 

EBRO 

23 708.12 



2! 

ART. 92 DLS 163/2006 


8 518.70 



3) 

PROGSTTASIOIE C0MFR. CIPAIA ED IVA: LIQBIDATA 79 560.00 






t REDAZIOIE PERIZIA 


92 241.42 



4) 

DIREZIOHE DEI LAVORI ♦ CRPAIA E IVA 


114 061.33 



5) 

imASIRI E PROVE * IVA AL 20 (LIQBIDAT0) 


18 000.00 



5) 

C0LLAUD0 STATICO E ABHSISTRATIVO t CASSA E IVA 


13 000.00 ' 



7) 

SUPPORTO ROP 


1 500.00 



8) 

CMRDI1ATORE 494 IS C0RS0 DI ESECDZIORE 


25 115.97 



9) 

AQBISIZI01E PARERI WFP 279,72 


279.72 



Id) 

ALLACCIAHESTI PBBBLICI SERVIZI 


6 000.00 



11) 

SPESE PBBBLICITA' E COSTR. AVCP 


0.00 



12) 

IVA LAVORI 


106 486.15 



13) 

IVA SPESE TECHICHE E IBDAGIHI 


0.00 



14| 

RELAZIOffi GEOLOGICAL COMP. CRPAIA E IVA 214 (LIQBIDATA) 


17 904.54 



15) 

SPESE DI COKHISSIOSE 


1 350.00 



16) 

SPESE PER PBBBLICITA' 


2 178.00 



17) 

COSTRIBBTO AVCP 


<: 600.00 




SOHHASO EBRO: 

EURO 

430 943.95 

EBRO 

430 943.95 


TOTALE SOMME A DISPOSIZIOSE DELL'AMHIRISTRAZIOSE B 

EBRO 

430 943.95 




IKPORTO TOTALS DI PROGETTO DI PERIZIA S. 1 A + B (con amanto entro il 5 %) 

EBRO 1 495 805.54 


• la 

second 

a 

sezione 
, oltre a 
recepir 
e le 

variazi 
oni di 
cui al 
precede 
nte 

punto, 
preved 
e il 

recuper 
o totale 
del 

ribasso 
d’asta 
al fine 
di 

miglior 
are e 

comple 
tare al 
meglio 
1’ opera 
in 

argome 

nto, 

second 

o il 

Quadro 

Tecnic 

o 


Economico che segue: 
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QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELIA UTI- 

LIZ ZAZIONE DEL RIBASSO GARA DEL 19,73% 

COHURS Cl BEATRICE PROVIHCIA Cl Elgll RESTAIIRO E RISARAffllTO COHSERVAriVO PASTE EDIPICI 

la PERIZIA DI VASIASTE E SDPPLETIVA COKPL. S. PRAKESCO DA ADIB1SE A OSTELLO GIOVEBir 


CM. 1 ALLESTIK. CASTIESE -DEHOL . TSASP . -OPEEE BOHIPICA-PQSTEGSI ESSO 2S7 (19.11 

* 2 C0HS0LIDAHEHT1 E STSDITDRE DOVE - COPERTSRA (20 416,59 

’ 3 1HTSRVENTI Cl FISITDRA 230 9(9.43 

’ 4 IKPIMTISTICA 227 110.07 

’ 5 IRTRRVERTI SOLLE PERTIHIZE ESTERRE 80 (09.31 

* C SLTERI0RI 0PERE EEL RBST0 DEL C0KPLESS0 133 091.07 


LAV0RI A BASE APPAlfO (COMPRESS 0PERE BIGLIORATIVE BDRO 120 0(7,11) ESSO 1 979 774.99 

IMPORTO COI APPLICARE II BIBASS0 1 579 774,58-120 0(7,11-1 499 707,47 
OBEBI PER LA SIC8RSZZA BOB S0GGETT1 A BIBASSO: 

PARI ALL'8,415 5 Cl EURO 1 459 707,47 ■ ECB0 122 334,39 

RIBASSO coimmui GEL 19,73 1 SO (I 459 707,47 - 122 S34,%) - -2(3 7(5.06 

BEBOZIOSE 0PERE KIGLI0RAIIVE PARI AL 7,(00 t Cl 1 979 774,58 -120 0(7.11 


SONHAIO IE DECDZIOEI 

-303 832.17 

EURO -383 832.17 

A) RESTAEO BETTI PER LAVORI 


EURO 1 195 942.41 


K«0 52 785.85 

9 478.(5 

102 (35.86 
12( 914.53 
18 000.90 
15 000.00 
1 500.00 
27 946.20 
279.72 
( 000.00 
0.00 
119 594.24 
0.00 
17 904.54 

1 350.00 

2 178.00 
(00.00 


S9EHAS0 EDRO: 

EURO 

502 167.59 

EURO 502 1(7.59 

TOTALE SCENE A DISP0SIZI0BE CELL'AKKIBISTRAZIOBE B 

EURO 

502 167.59 


IKP0RT0 TOTALS DI PR0GETT0 DI PERIZIA' R. 1 A * B 



m 1 (98 110.00 


B) S0HBE A CISPOSIZIOBE DELL AHBIBISTRAZIONE 

1) IKPREVISTI C0HPRESA IVA 

2) HIT. 92 DLS 1(3/2006 

3) PROGETTAEIORE COKPR. CEPAIA EC IVA: LIQUIDATE 79 5(0.00 
* REDAZIOEE PERIZIA 

4) DIREZIOIE DEI LAVORI t CEPAIA E IVA 

5) IEDAGIKI E PROVE t IVA AL 20 (LI|)DIDAV0) 

() COLLACCO STATIC0 E AEEIBISIRAIIVO t CASSA E IVA 

7) SUPPORTQ RCP 

8) COORDINATORS 494 IE CORSO Cl ES8CDZI0HE t CASSA E IVA 
9 | AgOISIZIORE PARERI WPP 279,72 

10) ALLACCIAEEEfI FSBBLICI SERVIZI 

11) SPESE PUBBLICITA' E CONTI. AVCP 

12) IVA LAVORI 

13) IVA SPESE TECEICHE E IBCAGIBI 

14) RELAZ10EE GE0L0GICA C0KP. CEPAIA E IVA 211 (LIQUIDATA) 

15) SPESE DI CQSBSSI0NE 

16) SPESE PER PUBBLICITA' 

17) COETRIBBTO AVCP 
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VISTA la relazione del Responsabile Unico del procedimento sulla perizia di variante e suppletiva 
n° 1, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., che 
allegata al presente prowedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale sub lett. “A”, con 
la quale il medesimo attesta: 

1) di aver accertato che le cause che hanno determinato la necessitd del ricorso alia redazione 
della perizia di variante e suppletiva n° 1, per come elaborata dalla D.LL., risultano 
“impreviste e imprevedibili”; 

2) che la variante che ci vede impegnati e finalizzata al miglioramento dell’ opera e alia sua 
funzionalitd e che la stessa non comporta modifiche sostanziali; 

3) che, limitatamente, alia sezione n° 1 della perizia di variante, I’importo in aumento non 
supera il 5 per cento dell’importo originario del contratto e trova copertura nella somma 
stanziabile per I’esecuzione dell’ opera al netto del 50 per cento dei ribassi conseguiti; 

4) che, pertanto, ricorre in proposito il c.d. jus variandi dell’amministrazione, che attribuisce 
alia stazione appaltante il diritto di introdurre varianti all’ opera appaltata tramite la 
procedura di perizia di variante, con il limite, peraltro, riferito alia necessitd che si tratti di 
lavori originariamente non previsti e tuttavia indispensabili, sotto un profdo tecnico ed 
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economico, per il completamento e la funzionalitd dell’ opera, atteso che le aggiunte o 
varianti non sono tali da snaturare la configurazione originaria dell ’opera; 

5) le variazioni quantitative sono ricomprese entro il cosiddetto “quinto d’obbligo 

6) le variazioni qualitative non mutano essenzialmente la natura delle opere comprese 
nell ’appalto; 

7) la copertura economica afferente I’aumento del costo, quantificato nell’ambito del 5% in piu 
dell’importo rideterminato a seguito del ribasso d’asta, trova copertura con il riutilizzo 
parziale delle economie prodotte dal ribasso stesso. 

RITENUTO DI 

1) appro vare integralmente la perizia di variante e suppletiva n° 1 limitatamente alia sezione 1 
della stessa recante il Quadro Tecnico Economico dell’importo complessivo di €. 
1.495.805,54, di cui €. 1.064.861,59 per lavori al netto del ribasso d’asta del 19,73%, 
compresi oneri per la sicurezza e comprensivi dell’offerta migliorativa dell’Impresa, nonche 
€. 430.943,95 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

2) approvare in via programmatica la perizia di variante e suppletiva n° 1 per cio che attiene alia 
sezione 2 della stessa recante il Quadro Tecnico Economico dell’importo complessivo di €. 
1.698.110,00, di cui €. 1.195.942,41 per lavori al netto del ribasso d’asta del 19,73%, 
compresi oneri per la sicurezza e comprensivi dell’offerta migliorativa dell’Impresa, nonche 
€. 502.167,59 per somme a disposizione dell’amministrazione, subordinandone l’efficacia 
all’esito della approvazione che la Regione Lazio vorra concedere; 

LETTO l’art. 132 del D.Lgs 12.04.2006 n° 163 e ss.mm.ii.; 

LETTI gli articoli 161 e 163 del D.P.R. 01.10.2010 n° 207 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture); 

VISTO il D.P.R. del 05.10.2010 n° 207 (regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici); 
VISTO il decreto legislative n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto del Comune di Amatrice, approvato con delibera di C.C. n° 15 del 28.04.2007 e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n° 771 del 
31.12.1998, come modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 94 del 14.06.2005; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio in corso, approvato con delibera di C.C. n° 38 del 
08.07.2013; 

VISTO il prowedimento sindacale n° 03 del 24/08/2011 con il quale e stato attribuito l’incarico di 
Responsabile del Servizio “ Lavori Pubblici - Manutenzioni e Patrimonio’’’’ al Geom. Danilo Salvetta; 

con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
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1 . di riconoscere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende 
integralmente riportata; 

2. di appro vare integralmente la perizia di variante e suppletiva n° 1 limitatamente alia sezione 1 
della stessa recante il Quadro Tecnico Economico dell’importo complessivo di €. 1.495.805,54, di 
cui €. 1.064.861,59 per lavori al netto del ribasso d’asta del 19,73%, compresi oneri per la 
sicurezza e comprensivi dell’offerta migliorativa dell’Impresa, nonche €. 430.943,95 per somme a 
disposizione dell ’ amministrazione ; 

3 . di appro vare in via programmatica la perizia di variante e suppletiva n° 1 per cio che attiene alia 
sezione 2 della stessa recante il Quadro Tecnico Economico dell’importo complessivo di €. 
1.698.110,00, di cui €. 1.195.942,41 per lavori al netto del ribasso d’asta del 19,73%, compresi 
oneri per la sicurezza e comprensivi dell’offerta migliorativa dell’Impresa, nonche €. 502.167,59 
per somme a disposizione dell’amministrazione, subordinandone l’efficacia all’esito della 
appro vazione che la Regione Lazio vorra concedere; 

4. di dare ulteriormente atto che l’intervento e finanziato dalla Regione Lazio con i fondi di cui alia 
legge 1 marzo 1986, n.64 Programmi Regionali di Sviluppo (P.S.R.) Piano Triennale per il 
Mezzogiorno 1987/1990 finanziamento di € 1.698.110,28 D.G.R. n. 939/2007 impegnati sul Cap. 
3027/06 in C/RR 2008 del bilancio c.e.; 

5. di dichiarare la presente, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge, 
immediatamente esecutiva. 
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La presenta deliberazione viene cosi sottoscritta: 


IL SINDACO IL SEGRETARIO 

F. to SERGIO PIROZZI F. to D.SSA MARIA LA URA LEONCINI 


Attesto che la presente deliberazione e pubblicata all’Albo Comunale dal 17-01-2014 Reg. 41 

Li 17-01-2014 


IL SEGRETARIO 
F.to D.SSA MARIA LAURA LEONCINI 


E’ copia confonne all’originale 
li, 17-01-2014 

IL SEGRETARIO 
D.SSA MARIA LAURA LEONCINI 


La presente deliberazione trascorsi 10 giomi dalla suindicata data di inizio pubblicazione, e divenuta 

esecutiva 

li, 03-01-2014 

El ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

El Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - del T.U. leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali. 
li, 03-01-2014 


IL SEGRETARIO 
F.to D.SSA MARIA LAURA LEONCINI 
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